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Sprawozdanie 


komisyi budzetowej w sprawie budowy domu obłąkanych 
w Kulparkowie. 


Wysoki Sejmie! 


Wydział krajowy sprawozdaniem w sprawie budowy domu obłąkanych w Kulparkowie, 
powołując się na uchwały Sejmu zeszłorocznego przedkłada plan pożyczki amortyzacyjnej na dalsze 
prowadzenie budowy w Kulparkowie od funduszów samoistnych zaciągnąć się mającej. 


Na pożyczkę tę składałyby się a mianowicie : 


a) Fundusz domestykalny z kapitałem wartości nominalnej . ' - 86.102 zł. 50 ct. 
b) Fundusz szkoły kucia koni z kapitałem wartości nominalnej  . $ 58.400 , — , 
c) Fundusz kultury krajowej z kapitalem wartości nominalnej " i $8600 , — . 


Kapitaly te wymieniane na gotówke dałyby podług kursów dzisiejszych kwotę około 
zir. 156.000. 
Na funduszach tych ciężą następujące obowiązki: 


Fundusz domestykalny wypłaca subweneyi rocznej fundacyi hr. Alexandra Stadniekiego 
rocznie złr. 1.200. 


Na pokrycie wydawnictwa Encyklopedyi Schneidra w myśl uchwały Sejmu z dnia 16go 
stycznia 1866 złr. 2.500. 


Nadto cięży na funduszu domestykalnym obowiązek solidarnego poręczenia za galicyjskie 
Towarzystwo kredytowe ziemskie. 


Dochody funduszu kultury krajowej przeznaczone zostały na subwencyę dla szkoły rolniczej 
w Dublanach. 

Dochody funduszu szkoły kucia koni, kapitalizują się na zbudowanie i urządzenie szkoły 
weterynaryi w ostatnich czasach jednakże rozpoczęto rokowania z Rządem o urządzenie szkoły wete- 
rynaryi z funduszów państwowych. 


Plan amortyzacyi pożyczki złr. 150.000 przez Wydział krajowy jak obok '/. przedstawiony, 


zabezpiecza zwrot kapitałów od funduszów samoistnych, pożyczonych, w -ciągu lat 21 a zarazem fun- 
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duszom tym zapewnia dochód dostateczny do uczynienia zadosyć zobowiazaniom na nich ciążącym; 
przez przeciąg czasu zaś lat 21 budżet krajowy byłby obciążony sumą rocznie złr, 12.000. 


Poręczenia solidarnego za Towarzystwo kredytowe ziemskie, ciążącego na funduszu dome- 
stykalnym nie poczytuje kormisya budżetowa za przeszkodę do zawarcia powyżej wskazanego układu 
finansowego, Towarzystwo kredytowe udziela pożyczek jedynie na hypoteki bardzo pewne ; nadto za- 
bezpiecza go solidarne poręczenie wszystkich jego członków; nie ma tedy obawy, aby fundusz dome- 
stykalny mógł być kiedykolwiek z tego powodu do odpowiedzialności pódciągniętym. 


Co do stanu budowy, kosztorysów i zaprowadzić się mających oszczędności przedstawiła 
komisya budżetowa w roku zeszłym wysokiemu Sejmowi obszerne i wyczerpujące sprawozdanie, Sejm 
sprawozdanie to bez zatwierdzenia przyjął do wiadomości a wnioski komisyi zamienił w uchwały. 
Teraz więc obowiązki komisyi ograniczają się do zbadania i sprawdzenia czy uchwały wysokiego 
Sejmu przez naczelny zarząd budowy ściśle są przestrzegane i stosowane. 


Od przeszłego roku do 19. listopada r. b. wydano gotówką na koszta budowy złr. 176.922 
ct. 20. Ponieważ jednak wartość materyałów przygotowanych a do budowy dotychczas nieużytych 
wynosi podług ścisłego obliczenia sumę złr. 52.501 istotnie w ciągu tego roku wydano na budowę 
zir. 124.421 ct. 20. Za tę sumę wystawiono na skrajnych częściach budynku głównego mury drugiego 
piętra, dach związano i pokryto blachą, część środkową budynku podniesiono z fundamentów do pierw- 
szego piętra, na murach pierwszego piętra ułożono belkowanie. 


Środek ten został rozszerzony i jest znacznie wiekszy od planów w przeszłym roku ko- 
misyi budżetowej przedłożonych. Wschodnią część frontu podniesiono od połowy głębokości piwnic do 
dachu, dach blachą pokryto, wysadzono gzymsy. 


Część frontu od zachodu podniesiono od piwnic aż do wagi pierwszego piętra. 


Budynek ekonomiczny zewnętrznie otynkowano w całości, wewnętrzne tynki są na ukoń- 
czeniu, gzymsy ocynkowano , robota stolarska wykończona w trzech czwartych, częściach okucia 
i oszklenie w '/, ogólnej potrzeby budowli. 


Kanałów wymurowano i zasklepiono 84 sążni bieżących, nadto wykończono wiele robót 
podrzędnych jako to: plantowanie, szutrowanie, sadzenie drzew i kiombów i t. p. 


Zestawienie kosztu pojedynczych robót z kosztorysami ogólnemi niezmiernie jest trudne, 
gdyż wiele robót zgodzone są i wykonywane hurtownie, jedne materyały spotrzebowane były z dawnych 
zapasów, inne znowu zakupione są na przyszłość. O ile jednak w przybliżeniu osądzić można rzeczy- 
wiste wydatki, dosyć ściśle trzymają się kosztorysów, podług których w roku zeszłym komisya bud- 
żetowa sprawozdanie swoje ułożyła, zmniejszając preliminarze wydatków, przez Wydział krajowy 
przedłożone z 885.234 złr. 52 ct. na 587.670 złr. 93 er, 


Dwie uwagi tylko nasuwają się tutaj co do sposobu prowadzenia budowy: komisya bud- 
żetowa w sprawozdaniu z 1871 r. opierała pomiędzy iunemi projektowane umniejszenie prelimino- 
wanych wydatków, na zaniechanie, o ile tylko być może wszelkiej ornamentyki, a mianowicie przy 
głównej facyacie. Tymczasem komisya zastała na stronie frontowej wykończona już lub na ukoń- 
czeniu będące roboty ciosowe bardzo znacznych rozmiarów, a mianowicie: słupy wchodowe, okna 
w kaplicy, okna wystające w dachu, gzyms działowy i gzyms górny; zaprzeczyć się nieda, że orna- 
menta te trwalsze są i ozdobniejsze, niż roboty wykonana z cegły lub blachy, nie odpowiadają one 
jednakże warunkom bezwzględnej oszczędności, jakie przeszłorocznemi uchwałami zastrzeżone były. 


Powtóre Wydział krajowy zezwolił na zaprojektowaną przez zarząd budowniczy zmianę 
pierwotnych planów, wskutek „której nastąpiło rozszerzenie dosyć znaczne środkowej części budynku 
głównego, koszta ogólne budowy zwiększą się tym sposobem w przybliżeniu o 25.150 złr. 


Wprawdzie rozszerzenie to z wielu względów da sie usprawiedliwić, gdyż małym stosun- 
kowo kosztem otrzymano pomieszczenie na biura i kancelarye zarządu na dole, na górze zaś cele na 
GOciu chorych obłąkanych; przez odpowiednie spożytkowanie tego miejsca będzie można odłożyć 
w daleką przyszłość budowę domu dla urzędników i domów chorych furyatów, zawsze jednakże ko- 
misya budżetowa, która wnioski swoje w roku zeszłym wys. Sejmowi przedłożyłą na podstawie 
planów i kosztorysów w porozumienin z Wydziałem krajowym i zarządem budowniczym , obstawać 
musi, ażeby planów tych i kosztorysów ściśle się trzymano, a jeżeli ważne względy zmianę jaką 
znaczniejszą wskazują jako potrzebną lub konieczną winno sprawozdanie Wydziału na najbliższej 
sesyi sejmowej zawierać wyszczególnienie, w jaki sposób i w jakiej mierze od planów odstąpiono, 
jaka stąd różnica wyniknie w preliminarzu wydatków, oraz przytoczenie i usprawiedliwienie przyczyn, 
które postanowienie Wydziału krajowego w tej mierze spowodowały. 


Zważywszy, że przedłożenie Wydziału opięra się wyłącznie na uchwałach przez wys. Sejm 
w roku zeszłym powzietych; 


że przyjęcie przez kraj poręczenia za galicyjskie Towarzystwo kredytowe ziemskie, jakie 
dotychczas cięży na funduszu domestykalnym nie przedstawia żadnego niebezpieczeństwa ; 


że budowa zakładu prowadzona jest starannie i z małemi wyżej wskazanemi wyjątkami 
uchwałom Sejmu odpowiednio ; 


komisya budżetowa uprasza, wysoki Sejm raczy wnioski jak obok JL zamienić w uchwałę, 
Lwów dnia 28. listopada 1872. 


Przewodniczący 
Alfred Potocki. 


L. Wodzicki 
Sprawozdawca. 
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Plan umorzenia 


wypożyczyć sie mającego kapitału w kwocie 150.000 zh. w. a, 
a spłacić się mającego wraz z 5% odsetkami w latach 21 po 
12.000 złr. rocznie. 
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Sejm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem księstwem 
Krakowskiem. 


1. Przyjmuje do wiadomości projekt pożyczki 
150.000 złr. w. a. na budowę zakładu obłąkanych 
w Kulparkowie, zaciągnąć się mającej z funduszów : 
1) domestykalnego; 2) szkoły kucia koni; 3) kul- 
tury krajowej, wraz z planem jej umorzenia w 21 
latach. 


2. Przyjmuje na fundusz krajowy obowiązek 
spłacenia funduszowi domestyka!nemu kapitału na 
budowę domu obłąkanych w Kulparkowie pożyczo- 
nego, gdyby przed umieszczeniem tej pożyczki za- 
szła. potrzeba użycia tego kapitału z tytułu gwarancyi 
w art. 75. b. Statutów galicyjskiego Towarzystwa 
kredytowego zapisanej. 


3. Poleca umieszczać corocznie w budżecie 
krajowym pod rub. VI. kwotę 12.000 złr. w. a. 
„na spłatę pożyczki 150.000 złr. na budowę zakła- 
du obłąkanych projektowanej, aż do całkowitego 
jej umorzenia. 
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